ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಪಟ್ಟಿಣಕೆ 24x7 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಯಾವಾಗ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ; 


| ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೇಲ್‌ ಇಟಗಿ! 
(ಸ್ಮಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತು 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 900 (1119) 
ಉತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 21.09.2021 
ಉತರಿಸಬೇಕಾದವರು ನಗರಾಬಿವೃದ್ದಿ ಸಜಿವರು 
ಕ್ರ ಪುಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
| ಸಂ. 
ಅ) | ರಾಯಜೂರು ಏಷಿಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ 


ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
(ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ) ದಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರಕ್ಕೆ 
2417 ಕುಡಿಯುವ ವೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ರೂ.7993 ಕೋಟಿಗೆ ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎ೦ಎಲ್‌ ಇಫ್ರಾ ಲಿ, ರವರಿಗೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ದಿನಾಂಕ.28.02.2015 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದೇ | 


ಆ) 


ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, 
ಕೈಗೊಂಡ 
ಕ್ರಮಖಬೇನು; 


ಪೂರ್ತಿಗೊಳದಿರಲು ! 
ಪೂರ್ತಗೂಳ್ಲದಿರಲು 


ಕಾರಣವೇನು; 


ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ್ಮಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ,  ಮಂದಾಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗಧಿತ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ: ಕಾರಣ, ಕರಾರಿನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 


ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿ ದೆ. 


ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳ೦ಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯ “ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ 
ವಿನ್ಯಾಸಿಸಿಕೊಡಲು ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 
B00 ನಲ್ಲಿರುವ ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ಕೊಳವೆಯ 
ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿ B09 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ 


ಮೇರಿಯೇಷನ್‌ ತಯಾರಿಸಿ ಅಮುಮೋದಿಸಿವುದು 
ವಿಳ೦ಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


* ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಬಾದ ಸಂಪನ್ನ್ಕೂಲ 
ಗಳನ್ನು ಕ್ರೂಡೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ. ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. 

« ಈಮದ್ಯೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರು ವಾಗಲೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ತಕರಾರು ತೆಗೆದು 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೋರಿ 
Aಃbitrator ಅನ್ನು ನೆಮಿಸಲು ಉಚ್ಚ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 


ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸೆಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಕಾನೂವಿನಂತೆ 
ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನೋಟೀಸ್‌ | 


ಈ --ಘೆಳ ತಂಡ ಮುನು ಕಾರಣಗಳಿಂದ' ಕಾಮಗಾರಿ: 


* ಸಮಾಲೋಚಕರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಗೊಳಿಸುವಾಗ 


ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಕಾನೂನಿನಂತೆ | 


ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಒಪ್ಪಂದ ಕರಾರನ್ನು 
ದಿನಾಂಕ 12.03.2020 ರಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 
ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 


- ಮಾರ್ಜ್‌ 20200 ರಿಂದ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪಿಡುಗು ಬಂದ 


ಕಾರಣ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಿಮ್ಮಿತ್ತ 


ಕೊಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಾವದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕುಂರಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಇ) | ಅಮೃತ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರಕೆ ಒಂದು 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುಪಷ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತದೆ. 
ಎಷ್ಟು 4 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಮಂಜೂರಾಗಿವೆ; 

ಈ) | ಅಮೃತ ಈ | ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಹಾಲಿ| 
ಯೋಜನೆ ಯಾವ ಇರುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? ಪಡಿಸಲು ರೂ.700 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ 01 


(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಯೋಜನೆಯು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


'ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 


ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿ ಷರಾ 


ಸಂ 


ಪ್ರಗತಿ: 


1 ಚಿಕ್ಕಸುಗೂರುನಲ್ಲಿರುವ 
30 “ಎಂ.ಐಎಲ್‌.ಡಿ. ಜಲ 
ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕದ 
ಆವರಣ ದಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯಾಗಿ 10 
ಎಐಂ,ಐಲ್‌.ಡಿ. ' 
ಸಾಮಥ್ಯದ ಜಲ 
ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕದ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


2 |ಚಿಕ್ನಸುಗೂರುನಲ್ಲಿರುವ 
ಹಾಲಿ '30 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ. 
ಸಾಮಥ್ಯದ ಜಲ 
ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕದ 
ಪುನಃಶ್ನೇತನ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


3 ಮಧ್ಯಂತರ 
ಯಂತ್ರಗಾರಡಲ್ಲಿ 
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ 
ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


4 ರಾಂಪೂರು 
| ಶುದ್ದೀಕರಣ 
ಘಟಕದಲ್ಲಿ 40 ಹೆಚ್‌.ಪಿ 
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ 
ಮ್ಲ ಅಳವಡಿಸುವ: 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಜಲ 


————— ' i 
i 2 5 (ಕೃಷ್ಣ . ಮತ್ತು।30208. ಮೀ11233 ಕ ಮೀ] 


| ತುಂಗಭದ್ರ ಉದ್ದದ | ಉದ್ದದ 350 ಮಿ. | 

| | ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿವಿದ | ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ 
ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ | ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಐ. | ಡಿಐ. ಫೀಡರ್‌ 

\ ಎಲ್ಲಾ ಹೀಡರ್‌ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ. 

\ 1 | ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳಿ | ಕೊಳವೆ | ಅಳವಡಿಸುವ \ 

ಗೆ ಫೀಡರ್‌ ಮೇನ್‌ | ಮಾರ್ಗವನ್ನು | ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಅಳವಡಿಸಲಾ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ-31.43 ಗಿದೆ. | 
8.ಮಿಲ. 

6 11 ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಸಂಖ್ಯೆ (03 ಮೇಲ್ಯಟ್ಟದ 
ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ 


ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ ಜಲಸಂಗ್ರಹ | ನಿರ್ಮಾಣದ 
ಹಾಗೂ 1 ಸಂಖ್ಯೆ|ಗಾರ ಹಾಗೂ! | ಕಾಮಗಾರಿ 


K | | ನೆಲಮಟ್ಟದ ದ ಸಂಖ್ಯೆ j ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
fas | ಹಲಸರಗ್ರಹಗಾರಗಳ ನವಮಟ್ಟದ SR 
i ನಿರ್ಮಾಣ ಜಲಸಂಗ್ರಹ 
| | ಕಾಮಗಾರಿ. ಗಾರಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಯಸ ಮಯ ಮಾ ಪ ele RENO | a kU 
| A ಡಿದೆ. Y 
|7 [22500 ಮನೆಗಳಿಗೆ 1800 ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ | ನಳ ಸಂಪರ್ಕ 
Tಮಟಿರ್‌ 1 ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ | 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
8 | ರಾಯಚೂರು 05 ಸಂಖ್ಯೆ ಜಲ! 13 ಸಂಖ್ಯೆ ಜಲ 
ನಗರದ 18 | ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗ | ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳ 
| | ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳ | ಳನ್ನು ದುರಸ್ಸಿ 
| ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿ | ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಲಾಗಿದೆ. | ಪ್ರಗತಿಯಲವಿದೆ. 
ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆ೦ಂಬರ್‌- 
; . 2021 ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಲಾಗುವುದು. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 160 ಯುಎಂ೦ಎಸ್‌ 2021 


(ಬಿೀಮಳುಿಸವರಾಜ) 
ೂಗೆರಾಭವ್ಯದ್ದಿ ಸಚಿವರು 


